वाचा:- 


घटप्रभा मध्यम प्रकल्प,ता.चंदगड,जि.कोल्हापुर. सांडवा 
ऊर्जाशमन भागातील उजव्या तीरावर मार्गदर्शक भिंत 
बांधणे , वाढीव NOF भिंत बांधकाम , भराव काम व कटक 
बांधाच्या अधोबाजूकडीलळ ढासळणा-या टेकडीस 
उपाययोजनाकरणे या कामाच्या प्रस्तावास विस्तार व 
सुधारणा अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.२४२/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ३० ऑक्टोबर, 2023 


. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र.जा.क्र.मकृखोविम -०९ / 


(४४२/२०२१) / उअ-३ / २०२१ / २०२३ दि. १८/०४/२०२३. 


२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 


शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 
शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि. १/८/२०१९. 


. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 


शासन परिपत्रक क्र प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे), दि १/१/२०१५. 


७. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य(कामे) दिनांक १४/०३/२०२३ 


प्रस्तावना:- 


घटप्रभा मध्यम प्रकल्प, ता. चंदगड,जि.कोल्हापूर हा प्रकल्प घटप्रभा नदीवर आहे. या प्रकल्पांतर्गत 
मुख्य मातीधरणाची लाबी १०८८मी, उंची ४८.३० मी. व माथा रुंदी ६.५० मी. इतकी आहे.प्रकल्पास ९० मी. 
लांबीचा द्वार विरहीत सांडवा आहे. प्रकल्पाची घळभरणी सन २००९-१० मध्ये पूर्ण झाली असून,जून २०११ 
पासून धरणात ४३.७५ द.ल.घ.मी. इतक्या प्रकल्पीय क्षमतेने पाणीसाठा करण्यात येत आहे. प्रकल्पांतर्गत 
एकूण ०७ को. प. बंधारे बांधण्यात आले असून त्याद्वारे चंदगड व गडहिंग्लज या दोन तालुक्‍यातील ६१६३ 
हेक्‍टर पीकक्षेत्र निर्माण झाले आहे. 

घटप्रभा मध्यम प्रकल्पांतर्गतच्या मूळ कामास रु १२७.६६ कोटी किंमतीस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्राप्त असून त्यांतर्गत रु ९४.५५ कोटी इतका खर्च झाला आहे. घटप्रभा प्रकल्पांतर्गत मुख्य धरण, 
भूसंपादन व पुनर्वसन, ०७ को.प.बंधारे इ कामे पूर्ण असून सांडव्यातील एंड विअर व स्प्रे वॉलचे काम बाकी 
आहे. 

माहे ऑगस्ट २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे घटप्रभा प्रकल्पाच्या उजव्या भागाकडील 

डोंगराळ भागामध्ये साधारण ८५ मी. रुंद व १०० मी. लांबीमध्ये भूस्खलन झाल्यामुळे माती व मोठे Tess 
सांडव्याच्या उजव्या बाजूच्या मार्गदर्शक भिंतीवर आदळल्याने अस्तित्वातील मार्गदर्शक भिंत ऊर्जा हामन 
भागात ढासळलेली आहे.तसेच धरणाच्या उजव्या बाजूच्या NOF भिंतीच्या उर्ध्व बाजूस प्रवेश कालव्या 
लगतच्या साधारण ११ मी. रुंद व ८० मी. लांब व ५.५ मी. उंचीचा भराव वाहून गेला आहे. तसेच NOF भिंतीच्या 
उजव्या बाजूचाही भूभाग मोठ्या प्रमाणात वाहून गेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.२४२/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 


घटप्रभा प्रकल्पाच्या उर्जाशमन भागातील ढासळलेली उजवी मार्गदर्शक भिंत व कटक 
बांधाच्या अधोबाजूस असणाऱ्या टेकडीचे भूस्खलन या बाबी संवेदनशील असून धरणाच्या 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व धरणांच्या लाभक्षेत्रातील २० गावांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजनेची 
कामे तातडीने करून घेणे अत्यंत आवश्‍यक झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

तसेच धरण सुरक्षा कायदा-२०२१ हा डिसेंबर २०२१ पासून संपूर्ण देशात लागू झाला असून 

सदर कायदयातील तरतूदीनूसार घटप्रभा धरणाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून धरणाच्या दुरूस्तीचे काम 
हाती घेणे आवश्‍यक आहे.त्या अनुषंगाने घटप्रभा मध्यम प्रकल्प,ता.चंदगड,जि.कोल्हापुर,सांडवा ऊर्जाशमन 
भागातील उजव्या तीरावर नवीन मार्गदर्शक भिंत बांधणे,वाढीव NOF भिंत बांधकाम, भराव काम, कटक 
बांधाच्या अधोबाजूकडील ढासळणा-या टेकडीस उपाययोजना करणे, SSAA भागातील End weir व 
Appron Slab चे उर्वरीत संधानक काम करणे, पुच्छ कालव्यातील ढासळलेल्या डोंगराची माती / गाळ 
काढणे, व कटक बांधाच्या ऊर्ध्व बाजुकडील उर्वरीत अश्मपटलाचे काम करणे, या कामाच्या अंदाजपत्रकास 
विशेष दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याप्रमाणे शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत घटप्रभा प्रकल्प,ता.चंदगड,जि.कोल्हापुर 
अंतर्गतच्या सांडवा ऊर्जाशमन भागातील उजव्या तीरावर नवीन मार्गदर्शक भिंत बांधणे,वाढीव NOF भिंत 
बांधकाम, भराव काम, कटक बांधाच्या अधोबाजूकडीळ ढासळणा-या टेकडीस उपाययोजना करणे, 
ऊर्जाशमन भागातील End weir व Appron Slab चे उर्वरीत संधानक काम करणे, पुच्छ कालव्यातील 
ढासळलेल्या डोंगराची माती/गाळ काढणे, व कटक बांधाच्या ऊर्ध्व बाजुकडील उर्वरीत अश्‍्मपटलाचे काम 
करणे,या कामाच्या अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत रू २४,३४,६५,४२० /- (रू. चोवीस कोटी, चौतीस 
लक्ष पासष्ट हजार, चारशे वीस फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून सोबतच्या 
प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१) तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया , कामाचे नियोजन व पूर्णत्व , प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च करणे 
इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल. 

२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण वापर 
करुन बचत साधावी. 

३) प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील 
निर्णयास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही.तसेच सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च न करण्याची जबाबदारी 


संपूर्णपणे कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांची राहील. 
४ Gabbion wall च्या संकल्पनास सक्षम स्तरावर मान्यता प्राप्त करून घ्यावी. 
प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती/विस्तार व सुधारणा 
कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (१२)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (उर्वरीत महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (४७०१ जे१६७) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली 
टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये क्र. २८ सन 


२०२३-२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


नियोजन विभागाच्या अनापचारीक संदर्भ क्र. १९१/का.१४३४ दि. ३०/०८/२०२३ व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. क्र ३२८/२०२३ व्यय -१२ दि ५/९/२०२३ मधील सहमती नुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.२४२/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 


सदर शासन निर्णय संकेतस्थळावर७/५/५/.॥॥8॥॥8॥०७॥॥.9०५.॥॥ .maharashtra.gov.inSYoe] करण्यात आळा असून त्यांचा 


संगणक संकेतांक २०२३१०३०१६०३५०२१२७ असा आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 


N A M | TA DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8ee2809da7 de03ff444cfa186d623a7 5facSdb94fb5c9d 
€45f8a05b5f4b6fb7f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
G A U RAV B A S E R Numb 69D010EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1EAE16 
BC67F5CCB127AE66608DE5FA48, NAMITA GAURAV BASER, 
2023.10.30 16:06:54 +05'30" 
(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव 
सोबत -:सहपत्र 
प्रत:- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


oe CS 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

९) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१०) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जळलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१२) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३) सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१४) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

१५) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
१६) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 

१७ मुख्य अभियंता (जसं) ,जळसंपदा विभाग ,पुणे 

१८) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१९) अधीक्षक अभियंत ,कोल्हापुर पाटबंधारे मंडळ,कोल्हापुर. 

२० कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.२,कोल्हापुर. 

२१ सि.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


२ 
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२2५7 ६८ 
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शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.२४२/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/(प्र.क्र.२४२/२०२३)/ सिंव्य (कामे), 


दि. ३०/१०/२०२३ चे सहपत्र 


Sr.No. Description of Item Amount in (Rs.) 
१ C - Works (Excluding Royalty) १८५४१६५५८२ 
२ Royalty १७२५८४१० 
३ १% Insurance १८५४१५६ 
8 १८% GST ३३३७४८०५ 
षु 3 % Contingencies ६५६२४६७ 
Total Rs. २४,३४,६५,५२० 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 


RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8ee2809da7de03ff444cfa1 86d623a7 5facSdb94fb5 
c9de45f8a05b5f4b6fb7f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


G A RAV B A EF R serialNumber=69D01 0EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1 EAE 
16BC67F5CCB127AE66608DESFA48, cn=NAMITA GAURAV 
BASER 
Date: 2023.10.30 16:07:14 +05'30' 


(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव 
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